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UBND THÀNH PHÔ HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGE 


SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. 
Số 466 /QĐ-KH&ĐT Hà Nội, ngày jẤtháng 3 năm 2020 
QUYÉT ĐỊNH 


Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án lắp đèn tín hiệu 
giao thông tại ngã 4 Hoàng Đạo Thúy - Hoàng Ngân 


GIÁM ĐÓC SỞ KÉ HOẠCH VÀ ĐÀU TƯ THÀNH PHÓ HÀ NỘI 


Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Đầu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 về 
việc quy định chỉ tiệt thi hành một số điêu của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thâu; 
số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây đựng và sỐ 
42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 về sửa đổi, bồ sung một sô điêu Nghị định sô 
59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015; số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 về quản lý chỉ 
phí đầu tư xây dựng: 

Căn cứ các Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: số 10/2015/TT-BKHĐT 
ngày 26/10/2015 về việc quy định chỉ tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; số 
11/2012/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 về việc quy định chỉ tiết việc cung cấp, đăng 
tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử 
dụng giá trị bảo đảm dự thâu, đảm bảo thực hiện hợp đồng không được hoàn trả: 

Căn cứ Văn bản số 6015/UBND-KH&ĐT ngày 05/12/2018 của UBND Thành 
phố về việc ủy quyền phê duyệt dự án, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thâu và phê 
duyệt quyết toán dự án hoàn thành đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn 
sự nghiệp của ngân sách Thành phố; 

Căn cứ các Quyết định của UBND Thành phố: số 4779/QĐ-UBND ngày 
05/9/2019 về việc phê duyệt danh mục công trình thuộc Chương trình mục tiêu nhằm 
giảm thiểu ùn tắc và đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn Thành phố năm 2020 
và danh mục cải tạo, sửa chữa công trình hạ tầng giao thông sử dụng nguồn vốn sự 
nghiệp kinh tÊ ngân sách Thành phố năm 2020; sô 6999/QĐ-UBND ngày 06/12/2019 
vỆ việc giao chỉ tiêu Kê hoạch kinh tế - xã hội và đự toán thu, chỉ ngân sách năm 
2020 của thành phố Hà Nội; 

Căn cứ các Quyết định của Sở Giao thông Vận tải: số 2131/QĐ-SGTVT ngày 
13/11/2019 về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình 
lắp đèn tín hiệu giao thông tại ngã 4 Hoàng Đạo Thúy - Hoàng Ngân; số 2783/QĐ- 
SGTVT ngày 20/12/2019 về việc giao dự toán chỉ ngân sách và chỉ tiêu kế hoạch biên 
chế năm 2020 cho Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông: 

Căn cứ Tờ trình số 1209/TTr-SGTVT ngày 20/02/2020 của Sở Giao thông 
Vận tải về việc thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện các công 
trình thuộc danh mục chương trình mục tiêu nhằm giảm thiểu ùn tắc giao thông và 
đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn Thành phô sử dụng nguôn vốn sự nghiệp 
kinh tế ngân sách Thành phố năm 2020 theo Quyết định số 4779/QĐ-UBND ngày 
05/9/2019 của UBND Thành phó; xét đề nghị của Trưởng Phòng Quản lý đầu tư vn 
ngân sách Nhà nước - Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định ngày 02/3/2020, 


QUYÉT ĐỊNH: 
Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án lắp đèn tín hiệu 
giao thông tại ngã 4 Hoàng Đạo Thúy - Hoàng Ngân gồm 04 gói thầu, tông, giá trị các 
gói thầu là 1.127,561 triệu đồng, chỉ tiết theo Phụ lục kèm theo Quyết định này. 


Giá gói thầu đã bao gồm thuế VAT, lấy theo bảng tổng hợp dự toán Báo cáo 
kinh tế - kỹ thuật được Sở Giao thông Vận tải phê duyệt tại Quyết định số 2131/QĐÐ- 
SGTVT ngày 13/11/2019. 

Điều 2.Trách nhiệm của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội: 

- Tổ chức quản lý, thực hiện dự án theo đúng các quy định hiện hành của Nhà 
nước và Thành phó về quản lý đầu tư xây dựng công trình, quản lý đấu thầu; sử dụng 
kinh phí tiết kiệm, hiệu quả, đảm bảo chất lượng và tiến độ; rà soát loại bỏ kinh phí 
trùng lặp; hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, tính hợp 
pháp của các thông tín, số liệu trong hồ sơ trình duyệt (bao gôm cả tính chính xác về 
số lượng và chất lượng). 


- Thực hiện tạm ứng, thanh toán đúng quy định và lộ trình áp dụng lựa chọn nhà 
thầu qua mạng theo quy định tại Điều 29 Thông tư số l 1/2019/TT-BKHĐT ngày 
16/12/2019 của Bộ Kê hoạch và Đầu tư; quản lý sử dụng kinh phí tiết kiệm, hiệu quả, 
tránh thất thoát, lãng phí ngân sách Nhà nước. 


- Đăng tải thông tin về đấu thầu theo quy định tại Điều § Luật đấu thầu số 
43/2013/QH13 và Điều 7 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ. 


Điều 3.Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Các Sở: Tài chính, 
Giao thông Vận tải; Kho bạc Nhà nước Hà Nội, Chánh Văn phòng, Trưởng phòng 
quản lý đầu tư vốn ngân sách Nhà nước - Sở Kế hoạch và Đầu tư và Thủ trưởng các 
đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 


Nơi nhận: # 

- Như Điều 3; 

- UBND Thành phố (để b/c); 
- PGĐ Sở Vũ Duy Tuấn; 

- Các Phòng: VP, NSTnay 04 bản: 
bộ phận TNTTHC thuộc Sở; 
- Lưu: vĩ 


Nguyễn Mạnh Quyền 


Phụ lục 
KẺ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THÀU 


Dự án lắp đèn tín hiệu giao thông tại ngã 4 Hoàng Đạo Thúy - Hoàng Ngân 
(Kèm theo Quyết định số.ÁfÉ /QĐ-KH&ĐT ngày. §..Ã..../2020 của Sở Kế hoạch và Đẫu tư) 


Giá gói thầu Thời gian dự 
đu 21232478 À_ SẤ Hình thức, phương | kiến bất đầu | Loại hợp 
Ni TÊN KồL 4U Trong đó dự|  'euôn vỐn (rực lựa chọn nhà thâu| tổ chức lựa | đồng 
: phòng phí chọn nhà thầu 
I Gói thầu số 03: Cải tạo xây dựng hạ 280,075 0 
tầng nút 
Ì Gới thầu số 04: Cung cấp thiết bị, 
' lắp đặt đèn Ế cư k Sự nghiệp 
kinh tế - S9 5À đ. : ; | Theo tiến độ 
SE Chỉ định thầu rút gọn 12020 | Trọn gói | Theo tiến độ 
3 tay LỆ Tư vấn giám sát 8,971 0| Ngân sách lk Quý .. thi công gói 
ĐI nho Thành phô thầu số 03 
Theo tiến độ 
Ạ Gói thầu số 06: Tư vấn giám sát 21218 0 thi công gói 
gói thầu số 04 thầu số 04 
Tỗng giá gói thầu 1.127,561 0 


Ghi chú: 


- Giá gói thầu đã bao gồm thuế VAT, dự phòng trên cơ sở đề nghị của Sở Giao thông Vận tải tại Tờ trình số 1209/TTr- 
SGTVT ngày 20/02/2020 và bảng tổng hợp dự toán Báo cáo kinh tế - kỹ thuật được Sở Giao thông Vận tải phê duyệt tại Quyết 
định số 2131/QĐ-SGTVT ngày 13/11/2019. 


- Sở Giao thông Vận tải có trách nhiệm: Xác định hoặc cập nhật giá gói thầu xây đựng; nội dung các thành phần chỉ phí dự 
toán gói thầu xây dựng thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013, Nghị định số 63/2014/NĐ- 
CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ, Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng và các quy định có liên 
quan của Nhà nước, Thành phố về quản lý đấu By; 


